COMUNE  DI  MARACALAGONIS 


PROVINCIADI  CAGLIARI 

COPIADI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 


N. 

141 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DI  RETI  PER  LA  SICUREZZA  DEL 
CITTADINO      E      DEL      TERRITORIO      DEL      COMUNE  DI 
MARACALAGONIS.  APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE. 

DEL 

02.12.2013 

L'anno  duemilatredici  addi  due  del  mese  di  dicembre  alle  ore  16,15  nella  apposita  sala  del  Comune,  si  e 
riunita  la  Giunta  Comunale  convocata  nelle  forme  previste. 


Presiede  l'adunanza  Sindaco  Pro  tempore,  Mario  Fadda  e  sono  rispettivamente  presenti  e  assenti  i  seguenti 
Signori: 


PRESENTE  ASSENTE 

FADDA  MARIO 

SINDACO 

X 

SERRA  GIOVANNA  MARIA 

ASSESSORE 

X 

GHIRONI  SEBASTIANO 

ASSESSORE 

X 

MELIS  ANTONIO 

ASSESSORE 

X 

UCCHEDDU  MARIA  RITA 

ASSESSORE 

X 

Totale                 5  0 

II  Presidente,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  pubblica  ed  invita 
i  convocati  a  deliberare  sull'  oggetto  sopraindicato. 
Partecipa  il  segretario  comunale  dott.ssa  Adriana  Zuddas  . 

PREMESSO  che  sulla  proposta  di  deliberazione  relativa  all' oggetto,  redatta  nel  testo  di  seguito  riportato,  ai 
sensi  dell'art.  49  del  T.U.  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs.  18/08/2000  n. 
267,  hanno  espresso  parere  favorevole,  come  risulta  da  quanto  riportato  in  calce  al  presente  atto: 


X    II  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  per  quanto  concerne  la  regolarita  Tecnica; 


X 


II  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario,  per  quanto  concerne  la  regolarita  Contabile; 


LA  GIUNTA  COMUNALE 


PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  di  Maracalagonis  intende  realizzare  sistemi  di  sicurezza  del 
cittadino  e  del  territorio,  mediante  reti  di  videosorveglianza  in  ambito  cittadino,  alio  scopo  di  potenziare 
principalmente  la  sicurezza  urbana  e  la  tutela  dell'ordine  pubblico,  salvaguardare  il  patrimonio  pubblico  e 
migliorare  e  rafforzare  la  qualita  della  vita  dei  cittadini,  a  partire  dalla  tutela  della  loro  incolumita  fisica, 
utilizzando  le  moderne  tecnologie  per  l'informazione  e  sfruttando  la  rete  telematica  regionale. 

VISTO  l'Avviso  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  approvato  con  Determinazione  n.  482/6335  del 
19.09.2013  con  il  quale  intende  finanziare  gli  interventi  proposti  dai  Comuni  della  Sardegna  finalizzati  alia 
realizzazione  di  reti  per  la  sicurezza  del  cittadino  e  del  territorio,  in  linea  con  quanto  previsto  dal  FESR 
2007-  2013  Attivita  1.1.1. a.  denominata  "Realizzazione  di  nuovi  servizi  online  per  cittadini  e  imprese, 
completamento  della  rete  della  pubblica  amministrazione  locale  e  informatizzazione  degli  Enti  e  Agenzie 
regionali",  inserita  all'interno  dell'Asse  I  "Societa  dell'informazione"  del  Programma  Operativo  Regionale 
Sardegna  -  Obiettivo  "Competitivita  Regionale  e  Occupazione". 

DATO  ATTO  che  si  e  dato  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Ing.  Davide  Casu  per  la 
redazione  del  progetto  preliminare  per  la  realizzazione  di  reti  per  la  sicurezza  del  cittadino  e  del  territorio  del 
comune  di  Maracalagonis,  al  fine  di  poter  partecipare  alia  manifestazione  di  interesse  della  RAS; 

VISTO  il  progetto  preliminare  redatto  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  per  la  REALIZZAZIONE  DI 
RETI  PER  LA  SICUREZZA  DEL  CITTADINO  E  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI 
MARACALAGONIS  deH'importo  complessivo  di  €  151.000,00,  di  cui  €  120.000,00  a  valere  su  Fondi  POR 
FESR  2007-2013  ASSE  I  -  Linea  di  attivita  1.1.1. a,  €  31.000,00  da  finanziare  con  risorse  proprie  deUEnte 
proponente,  il  quale  presenta  il  seguente  quadro  economico  riepilogativo: 


QUADRO  ECONOMICO 

Descrizione 

Importi 

1 

Acquisto  di  sistemi  e  attrezzature  tecnologicamente  avanzate  di 
telecontrollo  e  telesorveglianza 

€  64.568,56 

2 

Allestimento  o  adeguamento  delle  sale  operative  e/o  di  gestione  dei  sistemi 

€26.815,39 

3 

Oneri  della  sicurezza 

€  2.000,00 

TOTALE  LAVORI 

€  93.383,95 

4 

Servizi  di  progettazione  di  sistemi  elettrici 

€  12.300,00 

5 

Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  (art.  299  del  D.P.R.  n.  207/2010) 

€  12.700,00 

6 

Spese  generali*  (ai  sensi  del  par.  2.7  Appendice  B  del  Manuale  di  Gestione) 

€4.386,54 

7 

Cassa  previdenziale  per  Servizi  di  progettazione  (4%) 

€  492,00 

8 

Cassa  previdenziale  per  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  (4%) 

€  508,00 

9 

IVA  per  lavori  (22%) 

€  20.544,47 

10 

IVA  per  servizi  di  progettazione  piu  Cassa  (22%) 

€2.814,24 

11 

IVA  per  ruolo  di  Direttore  dell'esecuzione  piu  Cassa  (22%) 

€  2.905,76 

12 

IVA  per  spese  generali  (22%) 

€  965,04 

TOTALE  INTERVENTO 

€  151.000,00 

CONSIDERATO  CHE: 


•  il  Progetto  presentato  ha  valore  di  Progetto  Preliminare  ai  sensi  dell' art.  93,  comma  3  del  D.  Lgs. 
12.04.2006,  n.  163  (Codice  dei  Contratti  Pubblici),  e  ai  sensi  dell'art.  17  del  D.P.R.  05  ottobre  2010, 
n.  207  (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  Codice  dei  Contratti  Pubblici ); 

•  il  Progetto  e  composto  dai  seguenti  elaborati: 

All.  A  -  Relazione  Tecnica  illustrativa; 
All.  B  -  Quadro  economico; 
All.  C  -  Cronoprogramma; 

Tav.  1  -  Planimetria  interventi  centro  abitato  Maracalagonis; 
Tav.  2  -  Schema  topologico  centro  abitato  Maracalagonis; 
Tav.  3  -  Planimetria  interventi  Localita  Torre  delle  Stelle; 
Tav.  4  -  Schema  topologico  Localita  Torre  delle  Stelle; 

DATO  ATTO  che  il  presente  intervento  sara  inserito  nel  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2014- 
2016  e  nel  relativo  elenco  annuale 


ACQUISITI,  ai  sensi  dell' art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  del  parere 
favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  in  ordine  alia  regolarita  tecnica  e  del 
Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  in  ordine  alia  regolarita  contabile,  riportati  in  calce  alia 
presente  per  fame  parte  integrante  e  sostanziale; 

VISTA  la  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  formulata  nel  testo  risultante  dalla  presente 
deliberazione; 

VISTI: 

•  il  D.  Lgs.  12-04-2006,  n.  163; 

•  il  D.P.R.  05-10-2010,  n.  207; 

•  il  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327; 

•  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  recante  Testo  Unico  delle  leggi  suH'ordinamento  degli 
Enti  Locali,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni; 

•  lo  Statuto  Comunale; 

•  il  Regolamento  sull' Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi; 
Con  votazione  unanime  e  palese,  espressa  per  alzata  di  mano 

DELIBERA 

DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto; 

DI  APPROVARE  il  progetto  preliminare  redatto  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  per  la 
REALIZZAZIONE  DI  RETI  PER  LA  SICUREZZA  DEL  CITTADINO  E  DEL  TERRITORIO  DEL 
COMUNE  DI  MARACALAGONIS  dell'importo  complessivo  di  €  151.000,00,  di  cui  €  120.000,00  a  valere 
su  Fondi  POR  FESR  2007-2013  ASSE  I  -  Linea  di  attivita  1.1.1. a,  €  31.000,  da  finanziare  con  risorse  proprie 
dellEnte  proponente,  che  si  intende  facente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  pur 
non  essendo  materialmente  allegata  e  formato  dai  seguenti  elaborati: 

All.  A  -  Relazione  Tecnica  illustrativa; 

All.  B  -  Quadro  economico; 

All.  C  -  Cronoprogramma; 

Tav.  1  -  Planimetria  interventi  centro  abitato  Maracalagonis; 
Tav.  2  -  Schema  topologico  centro  abitato  Maracalagonis; 
Tav.  3  -  Planimetria  interventi  Localita  Torre  delle  Stelle; 
Tav.  4  -  Schema  topologico  Localita  Torre  delle  Stelle; 


E  il  cui  quadro  economico  presenta  le  seguenti  risultanze: 


QUADRO  ECONOMICO 

Descrizione 

Importi 

1 

Acquisto  di  sistemi  e  attrezzature  tecnologicamente  avanzate  di 
telecontrollo  e  telesorveglianza 

€  64.568,56 

2 

Allestimento  o  adeguamento  delle  sale  operative  e/o  di  gestione  dei  sistemi 

€26.815,39 

3 

Oneri  della  sicurezza 

€  2.000,00 

TOTALE  LAVORI 

€  93.383,95 

4 

Servizi  di  progettazione  di  sistemi  elettrici 

€  12.300,00 

5 

Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  (art.  299  del  D.P.R.  n.  207/2010) 

€  12.700,00 

6 

Spese  generali*  (ai  sensi  del  par.  2.7  Appendice  B  del  Manuale  di  Gestione) 

€4.386,54 

7 

Cassa  previdenziale  per  Servizi  di  progettazione  (4%) 

€  492,00 

8 

Cassa  previdenziale  per  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  (4%) 

€  508,00 

9 

IVA  per  lavori  (22%) 

€  20.544,47 

10 

IVA  per  servizi  di  progettazione  piu  Cassa  (22%) 

€2.814,24 

11 

IVA  per  ruolo  di  Direttore  dell'esecuzione  piu  Cassa  (22%) 

€  2.905,76 

12 

IVA  per  spese  generali  (22%) 

€  965,04 

TOTALE  INTERVENTO 

€  151.000,00 

DI  DARE  MANDATO  al  Legale  rappresentante  del  Comune  di  inoltrare  l'istanza  di  partecipazione  alia 
manifestazione  di  interesse  di  cui  all'avviso  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  approvato  con 
Determinazione  n.  482/6335  del  19.09.2013; 


DI IMPEGNARSI: 


•  a  finanziare  la  quota  a  proprio  carico,  in  caso  di  accoglimento  dell'istanza  in  questione,  a  valere  su 
F.di  del  Bilancio  comunale,  pari  ad  €  31.000,00; 

•  a  fornire  l'ulteriore  documentazione  integrativa  ritenuta  necessaria  per  la  corretta  valutazione  della 
proposta; 

•  ad  assumere  a  proprio  carico  ogni  eventuale  maggiore  onere  imprevisto  o  imprevedibile  senza 
procedere  ad  alcuna  riduzione  quali-quantitativa  dell'intervento; 

•  rispettare  la  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  vigente  in  materia  di  opere  pubbliche  ed  in 
particolare  la  normativa  relativa  alia  gestione  dei  Fondi  strutturali  e  a  tenerne  conto  in  fase  di 
predisposizione  del  progetto,  di  gestione  e  di  rendicontazione  dello  stesso,  con  particolare  riguardo  al 
rispetto  delle  regole  di  informazione  e  pubblicita  degli  interventi; 

DI  DARE  ATTO  che  al  momento  della  concessione  del  finanziamento  si  provvedera  ad  inserire  nel  bilancio 
dell'Ente  la  quota  a  carico  del  Comune; 

DI  DARE  ATTO  che  il  Progetto  Preliminare  degli  interventi  in  argomento,  oggetto  della  richiesta  di 
finanziamento  regionale,  e  conforme  con  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  regionale,  nazionale  e 
comunitaria,  e  con  gli  strumenti  urbanistici  vigenti. 

DI  DEMAND  ARE  ai  competenti  Uffici  l'adozione  e  la  predisposizioni  degli  ulteriori  provvedimenti 
previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia. 

DI  DICHIARARE  il  presente  atto,  con  separata  votazione  unanime  espressa  per  alzata  di  mano, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4°  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.  267. 


Letto,  approvato  e  sottoscritto. 
II  Sindaco  II  Segretario  Comunale 

F.to  rag.  Mario  Fadda  F.to  dott.ssa  Adriana  Zuddas 


Sulla  proposta  di  deliberazione  di  cui  all'  oggetto  i  sottoscritti  hanno  espresso  i  pareri  di  cui  al  seguente  prospetto: 


PARERE  IN  ORDINE 
ALLA  REGOLARITA' 
TECNICA 

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alia  regolarita  tecnica 

Maracalagonis,  li  29/1 1/2013                       11  Responsabile  del  Servizio  Tecnico 

F.to  ing  Da  vide  Casu 

PARERE  IN  ORDINE 
ALLA  REGOLARITA' 
CONTABILE 

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alia  regolarita  contabile 
Intendendo  la  presente  quale  Delibera  d'  intenti  e  subordinate  alia  verifica  della  compatibility  della  presente, 
con  i  vincoli  del  patto  di  stabilita  interno  dell'Ente,  nonche,  delle  risorse  disponibili  al  momento 
dell'eventuale  concessione  del  finanziamento  da  parte  della  Regione  Sardegna. 

Maracalagonis,  li  02/12/2013            11  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario 

F.to  rag.  Ignazia  Podda 

11  sottoscritto  Segretario  comunale,  ai  sensi  della  legge  regionale  13/12/1994,  n.  38  e  ss.  mm. 

ATTESTA 

che  copia  della  presente  deliberazione   e  stata  affissa  in  data  02/12/2013  all'Albo  pretorio  on  Line  per  15  giorni  consecutivi  (n.  1.443  di  affissione)  e 
contestualmente  trasmessa  ai  capigruppo  consiliari  (Prot.  n°  18234  del  02/12/2013); 

Maracalagonis,  li  02/12/2013                                                                              IL  SEGRETARIO 

F.to  dott.ssa  Adriana  Zuddas 

II  sottoscritto  Segretario  comunale,  visti  gli  atti  d'ufficio 
ATTESTA 

che  1'  esecutivita  della  presente  deliberazione  decorre  da  02/12/2013 

[  |  -  decorsi  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  non  essendo  pervenute  richieste  di  invio  al  controllo  preventivo; 
I  X  I  -  perche  dichiarata  immediatamente  eseguibile; 


Maracalagonis,  li  02/12/2013  II  Segretario  Comunale 

F.to  dott.ssa  Adriana  Zuddas 


La  presente  copia  e  conforme  aH'originale  e  si  rilascia  per  uso  amministrativo  e  d'ufficio. 


_ 


